




























































































経営 体育 成 基盤 整備 事業 荻 ノ 窒 地区 第 21 号 工 ヨ 
見 積 条 件 
1. 本 契約 の 請負 代金 に 対す る 支払 限度 額 及 び 出来 高 予 定額 の 割合 は 、 次 の と お り と する 。 
令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 合 
支払 限度 額 82.8% 17.2% 100% 
4 程度 程度 
出来 高 予定 額 92.0% 8.0% 100% 
上 定 領 
軸 程度 程度 
た だ し 、 各 年 度 の 出来 高 予定 額 に 対す る 工事 区 分 に つい て は 別途 指示 する 。 











3. 請負 代金 の 各 年 度 の 支払 い は 、 当 








. 前 金 払 は 各 年 度 出来 高 予 定額 の 10 分 の 5 以内 と する 。 


該 年 度 の 4 月 1 日 以降 と する 。 
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